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الفصل 10.1 ... 1 
المسؤولية القانونية والتامين 
11 3110 /إ1اأطةتا 


1 التقيد بالقوانين: 5ثلئاق| ]آلا ع306]امصتتره 6 
على المقاول الاطلاع على جميع القوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات والأحكام الصادرة عن الجهات 
الرسمية المختصة بأي من أعمال العقد. 
وعلى المقاول أن يراعي ويتقيد بجميع هذه القوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات والأحكام وأن يحمي 
مصالح الإدارة ويدفع كل تعويض يترتب على مخالفته لهاء 
1 صضصمان حقوق الملكية وبراءات الاختراع: ك5اذاو1الام0© 300 كعارع احم 

إذا استخدم المقاول أي جهاز أو مادة: أو عملية مشمولة ببراءة اختراع أو حق تأليف أو حق نشرء فعليه 
أن يضمن هذا الاستخدام باتفاق قانوني ملائم مع حامل البراءة أو صاحب الحق. 

- على المقاول وضامنه أن يعوضا ويحميا مصالح الإدارة أو من يؤوك المشروع إليه من أية مطالبة بسبب 
التعدي الناجم عن .استخدام أي تصميم أو جهاز أو مادة أو عملية مسجلة أو اية علامة تجارية أو أي حق 
من حقوق التأليف أو النشرء وعليه أن يعوض الإدارة عن أية تكاليف أو نفقاتء أو أضرار قد تضطر لدفعها 

بسبب أي تعد.ء في أي وقتء. سواء كان ذلك أثناء متابعة العمل أو بعد إنجازه. 

10.1 .3 عوائد حق الملكية (الريوع): 1081/3115 
يكون المقاول مسؤولاً عن كافة التعويضات والريوع المستحقة الدفع لقاء المواد المأخوذة من المحاجر 
والمقالع وحفر الاستعارة. وعن دفع عوائد الملكية وبدلات الإيجار. وتعتبر التعويضات داخلة ضمن أسعار 
عرض المقاول للبنود المختصة في جدول الكميات. 
1 ملكية ما يخرج في الموقع من آثار ومستحاتات: 
51 11 دآ داتكده؟! 300 دعأ آنان مق مآ عاأطوتك 
5 إن كل ما يستخرج من موقع العمل أو يوجد فيه من قطع أثرية أو مواد تقدر لها قيمة اقتصادية تعود 
ملكيتها إلى الدولة. 
- يترتب على المقاول اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الآثار والمواد لمنع حصول أي 
كسر أو تشويه أو نقص أو ضرر فيها حتى يجري تسليمها إلى الجهة الرسمية المختصة. وتلقي تعليماتها 
حول اسلوب استعمالها أو التصرف بها. 
- عند العثور على مثل هذه القطع ذات القيمة الأثرية والتاريخية, يجب على المقاول إعلام المهندس 
والمديرية العامة للآثار والمتاحف بذلك فوراً وعدم الاستمرار في العمل في المنطقة الخاصة بها إلا بعد 
الحصول على التعليمات اللازمة بشانها. 
1 وقاية الممتلكات والمواقع الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية: 
00 310 اعوط 01 21011 زمأكع! 300 لم أأمع ارط 
- يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة على جميع الممتلكات العامة والخاصة, وعليه أن يحفظ 
بكل عناية جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدود الأملاك من العبث أو الضرر إلى أن يشاهدها 
المهندسٍ أو يأخذ علماً بمواقعهاء ولا يجوز للمقاول رفعها من أماكنها إلا بعد إخطاره بذلك. 
2 يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن كل ضرر أو أذى يحصل للمتلكات من أية صفة كانت أثناء تنفيذ العمل 
من جراء أي فعلء أو تقصيرء أو إهمال: أو سوء تصرف في كيفية أو طريقة تنفيذه العمل. أو في أي وقت 
بسبب أي عيب في العمل أو المواد. ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا بعد إنجاز المشروع واستلامه. 
8 حينما أو حيثما يلحق أي ضرر أو أذى مباشر أو غير مباشر بالممتلكات العامة أو الخاصة بسبب أو من 
جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال او سوء تصرف في تنفيذ العمل, او نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المقاول» 
فإنه يجب على المقاول القيام وعلى نفقته الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالة ممائلة ة أو معادلة لتلك 
التي كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأذى بهاء وذلك بأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها أو إعادتها إلى 
حالتها الأصلية حسب ما يصدر له من تعليماتء أو يقوم بدفع تعويض عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مقبولة. 
1 مسؤولية المقاول عن الممتلكات العائدة للمرافق والخدمات العامة: 

كع اعم 200 عمالاع5 لمق عأاطبط ه؟ بتاتطتدمممعع 5 1ماء3 مم6 
- في المواقع التي تكون فيها عمليات المقاول قريبة من ممتلكات إدارات أو شركات السكك الحديدية أو 
الاتصالات أو الطاقة الكهربائية, أو قريبة من غيرها من الممتلكات التي قد يؤدي الإضرار بها إلى تكبد الكثير 
من النفقات أو الخسارة أو الإزعاج: فإنه لا يجوز المباشرة بالعمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة 
لحمايتها. 
- يجب على المقاول التعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق ممدودة تحت الأرض أو في الهواء في عمليات 
إزالتها وإعادة ترتيبهاء من أجل سير هذه العمليات بصورة معقولة: والتقليل من الازدواج في أعمال إعادة 
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الترتيب إلى أدنى حد ممكنء والحيلولة دون حدوث أي توقف لا لزوم له في الخدمات التي تؤديها هذه 
المرافق. 

- على المقاول أن يتشاور مع جهات الخدمات المعنية قبل إعادة ترتيب الخطوط الخاصة بالمرافق,» حيث 
تقوم الجهات المعنية إما بإعطاء تعليماتها للمقاول بتنفيذ أعماله تحت إشرافهاء أو أن تقوم بتنفيذ العمل 
كله أو جزء منه بنفسها. 
-. يجب على المقاول معاينة الموقع بحنآً عن شبكات أو خطوط المرافق العامة المدفونة قبل المباشرة في 
تنفيذ الأعمال. ويتحمل المقاول مسؤولية إصلاح كل تلف أو ضرر يصيب هذه المرافقء وكذلك الغرامات التي 
قد تفرض من قبل الجهات المعنية في ذلك الوقت. 
- يجب على المقاول توخي الحرص بوجه خاص فيما يتعلق بالارتفاع الأدنى المسموح لخطوط نقل الطاقة 
الكهربائية. 
- في حالة توقف خدمات المياه أو المرافق نتيجة كسر طارئء أو نتيجة انكشافها أو زوال ركائزهاء يتوجحب 
على المقاول. في أقرب وقت ممكنء المبادرة إلى إبلاغ المهندس والجهة المختصة والتعاون معها في 
إعادة الخدمة. وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة 
حتى إعادة الخدمة. 
- لا يجوز القيام باي عمل حول صنابير مياه الإطفاء (فوهات الحريق) قبل موافقة مديرية الإطفاء المحلية 
على التدابير المتخذة لضمان استمرار الخدمة. 
1 تامين حرم الطريق: لزهللا - 01 -15اطو1! ونتطكاسبظط 
تقوم الإدارة باستملاك حرم الطريق الدائم في جميع الأماكن اللازمة للعمل قبل المباشرة في التنفيذ. 
بينما يتحمل المقاول جميع النفقات والتكاليف المترتبة على استعمال حرم الطرق المؤقتة أو الدائمة 
اللازمة لوصوله إلى موقع العمل ومصادر ومخازن المواد أو المعدات؛ أو غير ذلك من أعمال التنفيذ خارج حرم 
الطريق العام الدائمء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 
1 إعادة تغطية الحفريات المرخصة: 
لمعه لاط 0ع1اءم0 د5ع1126نا5 01 1011أ12مأدع] 
َِ يجب على كل شخص أو مؤسسة أو شركة ترغب في إجراء حفريات في الموقع أن تحصل على ترخيص 
من الإدارة. وأن تدفع تأميناً مناسباً إلى الإدارة لتغطية تكلفة إجراء الإصلاحات اللازمة. 
- يجب على المقاول أن لا يسمح لأي كان بإجراء أية فتحة ما لم يقدم ترخيصاً رسميآً بذلك من الإدارة. 
ويجب أن يوافق المهندس على جميع الأذونات قبل أن تصبح نافذة المفعوك. 
- إلى حين استلام العمل الجاري بمقتضى العقد. يجب على المقاول أن يقوم بتنفيذ الإصلاحات اللازمة, 
خلال الوقت المحدد خطياً من قبل المهندس وبصورة مقبولة. وعند مواقع إجراء الحفريات في الطريق 
بترخيص من الإدارة. وتدفع الإدارة عن هذه الإصلاحات بوصفها عملاً إضافياً ويكون هذا العمل خاضعاً 
للشروط ذاتها المطبقة على العمل الأصلي المنجز. 
في حال رفض المقاول أو إهماله إجراء هذه الإصلاحات في تلك المواقع خلال الفترة المحددة لذلك, 
تكون للمهندس صلاحية الإيعاز بإجراء هذه الإصلاحات: وفي هذه الحالة لا يعفى المقاول بأي وجه من 
الوحوهة من مسؤوليته عن العمل الذي قام به. 
1 القوة القاهرة: ع:ناءع[13/!ا عع01] 
1 تمديد العقد بسبب القوة القاهرة: 
- يقصد بالقوة القاهرة الزلازل والفيضانات والمطر الغزير المفاجئ والأعاصيرء أو أي من الظواهر الطبيعية أو 
الأحداث التي ليس في طاقة المقاول أن يتوقعها أو أن يستعد لمقاومتها. أما المطر أو العاصفة. أو غير ذلك 

من الظواهر الطبيعية ذات القوة المألوفة المبينة على أساس السجلات والتقارير المتعلقة بالأحوال الجوية 

في المنطقة ذاتها وفي الفصل ذاته من العام الذي يجري فيه العملء فلا تعتبر من قبيل القوة القاهرة: ولا 
يمنح اي تمديد في الوقت عن التاخير الناحم عن ذلك. وكذلك لا يمنح اي تمديد في الوقت عن اي تاخير او 
توقف في العمل ناجم عن خطأ المقاول. ولا يمنح أيضآً أي تمديد في الوقت بسبب التأخير الناجم عن 
أسباب غير متوقعة, إذا لم يقدم المقاول إلى المهندس طلباآً خطيآ بذلك يبين الأسباب التي يعتقد أنها تبرر 
الموافقة على طلبه. 
- إذا قدم المقاول طلباً لتمديد مدة العقد بسبب القوة القاهرة؛ فإن المهندس يشعر المقاول خطياً فيما إذا 
كان قد صدر قرار بالتمديد أم لاء وإذا كان قد صدر قرار بذلك فيحدد المدة الموصى بها لهذا التمديد. وبعد 
الموافقة على توصية المهندسء يعتبر تاريخ الانتهاء الممدد نافذاً كما لو كان هو التاريخ الأصلي لإنجاز 
العمل. 
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1 مسؤولية المقاوك في حال توقف العمل: 
يعد المقاول مسؤولاً عن المشروع في حال توقف العمل لأي سبب كانء: وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة 
لمنع الضرر من أن يلحق بالمشروع, وأن يؤمن تصريف المياه بصورة عادية: وعليه أن يقيم على نفقته ما 
يلزم من المنشآت المؤقتة أو الإشارات أو غيرها من المرافق. 
1 عدم التنازل عن الحقوق القانونية: كآاطون! ادوع ا 5ه معنأزح تالا ملل 
لدى إنجاز العملء ؛ تقوم الإدارة بالإجراءات اللازمة لاستلام الأعمال واإشعار المقاول بالموافقة على 
الاستلام إلا أن هذا الاستلام المؤقت لا يمنع الإدارة ولا يحول دون ممارستها لحقها في تصحيح أي قياسء 
أو تقدير أو كشف قبل انتهاء العمل أو بعده, أو في أن تشسترد من المقاول'أو من كفيلة أو من كليهما ما 
تتكبده من المدفوعات الزائدة: أو بسبب تخلف المقاول عن القيام بالتزاماته بموجب العقد. إن تنازل الإدارة 
عن أي حق أو مطالبة نتيجة الإخلال بأي جزء من العقد لا يمكن أن يسري على أي إخلال آخر أو لاحق. 
يجب أن يكون المقاول. دون أي إخلال باحكام العقد. مسؤولاً تجاه الإدارة عن العيوب الخفية والكامنة أو 
الغش أو الأخطاء الجسيمة التي قد تبلغ حد الغش. 
1 المسؤولية عن المطالبات بالأضرار: 5 3111306 101 باتاتطأكمممعع] 
- يتحمل المقاول كل مسؤولية وتبعة بصدد الحوادث والأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات خلال 
القيام بالعمل. بسبب الإهمال أو عدم التبصر من قبله أو من قبل ممثليه أو عماله. ويتحمل أيضاً مسؤولية 
كل ضرر مباشر أو غير مباشر قد يقع أو يطالب به من جراء أية إنشاءات أو تحسينات خلال فترة تنفيذها 
وإلى أن يتم استلام العمل. 
إذا ألحق عمل المقاول خراباً أو ضرراً بممتلكات الغير. فعلى المقاول التفاوض مع الفريق المتضرر 
وتعويضه عن قيمة الضرر مع إعفاء الإدارة من المسؤولية. وهذا يشملء. على سبيل المثال لا الحصرء. إلحاق 
الضرر بالمزروعات والأشجار والنباتات وإحداث الخلل في مرافق الري؛ ومصادر المياه وغير ذلك. ويجب على 
المقاول. وعلى نفقته الخاصة: إصلاح الأضرار الناتجة عن حركة معدات وآليات التنفيذ التي يستخدمها 
الواقعة على أي طريق عام يستعمله ضمن الموقع لأغراض النقل وتنفيذ الأعمال. ويقرر المهندس مدى 
قبول أعمال الصيانة والإصلاح التي يقوم بها المقاوك. 
1 التأمين: 1115101316 
- على المقاول أن يقوم بالتأمين على المشروع ومستلزماته مع ضمان سريان هذا التأمين طوال مدة 
العقد. وذلك لدى شركة تامين مخولة بإصدار شيهادات تأمين ضد الإصابات. بحيث يقي نفسه ومقاوليه 
الثانويين والإدارة والمهندس وجميع العمال ضد أية مطالبات ناجمة عن الأضرار الجسدية أو الوفاة أو الإضرار 
بالممتلكات نتيجة لأعمال العقد. 

لا يسمح للمقاول بالمباشرة في أعمال العقد قبل حصوله على وثائق التأمين اللازمة وفق هذه الفقرة, 
وإتذاء وثائق التأمين أو صورة مصدقة عنها لدى كل من المهندس والإدارة. 

ينبغي أن تنص شهادات التأمين المذكورة على التزام شركة التأمين بإخطار الإدارة والمهندس بنيتها 
إلغاء الشهادة قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ هذا الإلغاء. كما ينبغي أن لا تقل مبالغ التأمين عن تلك 
المحددة في الشروط العامة للعقد. 
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